Idu^y(Peru 

ONG "IdukayPeru" ayudanos a ayudar 




Informe de los avances de la constmccion de la Casita 

de la Esperanza. 



Buenos dias con todos, defmitivamente estos dias han sido bastante complicados, espero que esta 
marea pase y las aguas vuelvan a su cause. Por aqui todo camina como siempre con el mismo ritmo 
y movimiento. 

El Lunes Esteban que aun esta aqui, nos explico sus motivos por lo cual dejaba de hacerse 
responsable de la obra. Aceptamos y respetamos su decision. Desde ese dia la obra continua, solo 
se ha cambiado a los albaniles que estaban trabajando primero, porque se demoraban mucho en el 
trabajo y no Uegaban a la hora. 

En la actualidad se ha contratado a tres albaniles y tres ayudantes. La responsabilidad de la obra en 
el campo la he asumido yo y las cuentas las Ueva Eric. 

Para esto Esteban nos dejo del dinero que habia para la obra. 240 Euros, a esto se le han sumado los 
400 euros de Sonia y Martha (que en un principio iban a ser destinados para la litera, pero que hasta 
la fecha no se habian cogido) pues ahora por necesidad y falta de fondos los emplearemos a la obra, 
a esto tambien le sumamos el gran apoyo que hizo ayer nuestra amiga Nuria que nos ha donado 300 
euros mas para la obra. 

En total para esta semana se esta contando con 940 euros. 

Voy a hacer una pequena descripcion de los gastos que se tienen durante la semana: Pago de 
personal. 

• Un albanil gana 75 euros a la semana ( son tres) 

• Un ayudante gana 53 euros a la semana ( son tres) 

• La guardiania que cuidan durante la noche los materiales generalmente son madres de los 
ninos. Gana 50 euros la semana. 

Materiales y herramientas: 

• Tierra para relleno 10 euros tres camiones 

• Cemento 15 bolsas 65 euros 

• Andamios para la pared alquiler 15 euros. 



Estos son los gastos que se tiene para esta semana. 

Suman 574 mano de obra y 90 euros materiales para trabajar esta semana. 



Total: 664 euros. Quedan 276 euros. 
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ONG "IdukayPeru" ayudanos a ayudar 



La ob^rquedo hasta el dia sabado de la semana que esta pasando, asi. 

jAyuaanos a ayumr -"- -"- 




Se acepto y respeto los motivos de Esteban y asumimos la responsabilidad con Eric. 

ahora (deposito de la cocina) 



El trabajo continuo 
Antes 
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ONG "IdukayPeru" ayudanos a ayudar 

nstmccion continua, el objetivo ahora es cercar todo y hacer las divisiones por dentro. 



'Pl^ii'iA'^-nnc^ ^^viiA'^-f 




Aqui les mostraremos los ambientes. 
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ONG "IdukayPeru" ayudanos a ayudar 




La constmccion de la casita continua ayudenos a seguir trabajando en ello, sabemos que esto es muy 
necesario para poder organizar mejor todo nuestro trabajo. Aqui contaremos con dos aulas de clases, 
una biblioteca, una cocina, cuatro banos, un consultorio medico y una sala de curas y un patio para 
los ninos. 



Luego OS enviare la visita de los medicos que se esta realizando hoy y les explicare lo de estas 
semanas que muchos ninos estan trabajando en los hierros y estan dejando de ir al colegio y algunos 
a la casita por trabajar alii y ganarse menos de 50 centimos de euro al dia. 

Gracias amigos y sigan ayudandonos a sacar esto adelante desde aqui tambien estamos trabajando 
por conseguir fondos. 

Saludos cordiales, 

Alex Callan 
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